महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.१७७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २२ जुले, २०२२. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवरील पोलीस वसाहत, भादवड, 
ता.भिवंडी येथील इमारत क्र.८ ते १० व १३ यामधील २८० निवासस्थानांची 
पुनर्रचना /नुतनीकरण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १. शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२२१/पोल-७, दिनांक 
२७ मार्च, २०१७. 
२. WSR महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/१९-ओ(२७-बी)/ठाणे शहर/भादवड-इमा.८ते१०,१३ दुरुस्ती /९६ 
/२०१९, दिनांक १८/०४/२०२२. 


ज्ञापन.- 


TAM आयुक्त, ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवरील पोलीस वसाहत, भादवड, ता.भिवंडी 
येथील इमारत क्र.८ ते १० व १३ यामधील २८० निवासस्थानांची पुनर्रचना /नुतनीकरण 
करण्यासाठी रु.२,४६,०६,०५६/- इतक्या मुळ किंमतीच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये, उपभोक्ता 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुचविळेल्या वाढीव कामाकरीता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग क्र.१ ठाणे, यांचेकडून प्राप्त झालेल्या रु.१,२८,३९,१२३/- इतक्या वाढीव 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकानुसार होणाऱ्या रु.३७४.४५ लाखाच्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबतचा पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (२) (3) 


अ. | अ) मुळ बाबी (मूळ अंदाजपत्रक) :- रु.२,४६,०६,०५६/- 

१. इमारतीच्या जोत्या सभोवताली प्लिंथ संरक्षण करणे. 

. सदनिकेच्या आतिल अनावऱ्यक भिंत काढणे. 

. विट बांधकाम करणे, गिलावा करणे. 

. खिडकी व दरवाजे यांना फ्रेम बसविणे, नविन दरवाजे व 

खिडक्या बसविणे. 

५. छताची दुरुस्ती करणे. 

६. शौचालय व नहानीगृहाची दुरुस्ती करणे. 

७. नवीन लाद्या बसविणे. 

८. पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन दुरुस्ती करणे. 

नवीन बाबी (वाढीव अंदाजपत्रक) :- रु.१,२८,३९,१२३/- 

१. बाथरुममध्ये असलेल्या भिंतीवरील टाईल्स या सध्या दोन 
फुटाच्या असून त्या चार फुट उंच असाव्यात. 

२. किचन कटयासमोरील भिंतीवरील तीन फुट उंच टाईल्स लावणे 
AMAIA आहे. 


oC AV AD 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.१७७/पोल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (र) (३) 
३. खिडक्याचे ग्रिळ बॉक्स टाईप व स्लायडींग मध्ये व एकाभागात 
वायरमेस जाळी टाकणे. 
४. बिल्डिंग क्र. ८ ते १० व १३ मधील ड्रेनिज लाईन १२ इंची नवीन 
स्वरुपात टाकून मिळणे व मॅनहोल सेफ्टी टँकचा स्लॅब टाकून 


मिळणे. 
एकूण अ रु.३,७४,४५,१७९/- 
ब. | विद्युत Pe 
क. | पाणी पुरवठा Pe 
एकूण अ, ब, क (सुधारित अंदाजपत्रक) रु.३,७४,४५,१७९/- 


एकूण- वाढीव अंदाज (रुपये एक कोटी अठ्ठावीस लाख एकोणचाळीस हजार | रु.१,२८,३९,१२३/- 
एकशे तेवीस फक्त) 


२. "उक्त वाढीव रु.१,२८,३९,१२३/- खर्चाचे अंदाज उप अभियंता, भिवंडी (सा.बां) उप विभाग, 
भिवंडी यांनी सन २०२१-२२ च्या ठाणे जिल्हा दरसुचीवर तयार केलेले असून कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग क्र.१, ठाणे यांनी स्वाक्षरी केली आहे. 


३. तसेच त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.विअसु-२०१५/ प्र.क्र.२१८/ 
इमा-२, दि.१६/१२/२०१५ व दि.१०/०८/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिका १९८४ मधील परिशिष्ट ४२ मधील अ.क्र.१९ नुसार प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार 
अधिक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां.) मंडळ, ठाणे यांनी स्वाक्षरी केळी आहे. 


४. त्या अनुसार पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवरील पोळीस वसाहत, Weds 
येथील इमारत क्र.८ ते १० व १३ यामधील २८० निवासस्थानांची पुनर्रचना /नुतनीकरण 
करण्यासाठीचे दुरुस्ती कामासाठी रु.२,४६,०६,०५६/- इतक्या मुळ किंमतीच्या प्रशासकीय 
मान्यतेमध्ये उपभोक्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या वाढीव कामासाठी सन २०२१-२२ 
च्या दरसुचीवर आधारित रु.१,२८,३९,१२३/- इतक्या वाढीव खर्चाच्या अंदाजपत्रकानुसार 
होणाऱ्या रु.३७४.४५ लाखाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:- 

१) सदर काम उपरोक्त रु.३७४.४५ लक्ष इतक्या रकमेस पूर्ण होईल, असे पाहावे 

२) खर्चाचे अंदाज हे सक्षम अधिकारी यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


५. उक्त खर्च हा " गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१, २०५५, GA, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, 
(00)(00) (०१), जिल्हा पोलीस बल, (दत्तमत) (२०५५ ०१६८) (अनिवार्य, २७-लहान बांधकामे" 
याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
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शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०११९/प्र.क्र.१७७/पोल-७. 


६. हे ज्ञापन, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच मधील अनु. क्र.१ अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ (३) मधील तरतुदीनुसार 
शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ मधील तरतूदीनुसार, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.११३/२०२२/इमा-२, दि.२९/०६/२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने व शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०७२२१५५८३३०६२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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N A R AYA N B | R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=iggHOME DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
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(नारायण बिरा AA ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, ठाणे. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधीक्षक अभियता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, ठाणे 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, ठाणे 
) 
) 
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कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी , सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 
९) निवड नस्ती (पोल-७. 


(९ 
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